ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಇತ್ತು 


a NN CS 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು BE ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
[7] [7] “ 

EF ಧಿ ಮತ್ತು 


ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬೂರು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ತಿಫ್ಲೆಗುಂಡಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಥರಣಾ ಘಟಕಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಯವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಸದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; 
ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲಾಗುವುದು; 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


SE 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ನರೇಗಾ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ 
ತಿಪ್ಪೆಡುಂಡಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಥರಣಾ ಘಟಕ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯುಸಿ ಅದರ ಬದಲು ಜಂಬೂರು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

(ವಿವರ 


(ಆ) ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ 267 ಗ್ರಾ ೦ಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ | ಸುಮಾರು 25 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವು 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು | ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲ 
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಪುನರ್‌ಬಳಕೆ | ತಾತ್ಗಾಅಕವಾಗಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣ 
ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು | ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಮನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಯೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ 

ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರದ 
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 

(ಇ) | ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ | ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 267 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳದ್ದು, 


ಪಂಚಾಲುತಿಗಳಲ್ಲೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥರಣೆ 
ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? 


ಶೇ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಿಗೆ 
ವಿಸ್ಕತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಈ 
ಪೈಕಿ ೭೮6೦ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

267 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಯನ್ನು ಮತ್ತು 
ಆಟೋ ಟಪ್ಪರ್‌ ಅನ್ನು ಬರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಲಯುತಿಗಳ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲ್ಲೆಯ 


10೦ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು (ಪ್ರಜ್ಞ 


ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕ) ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿಗ್ಗು, 
ಬಾಕಿ 167 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಗಳಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಕೀರ್ಣ 
ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು. 
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


